ACCORDO DI PROGRAMMA 

Lavori di miglioramento sismico edificio scolastico "Romolo 
Capranica" di Amatrice 

Il giorno del mese dell'anno 2012 

presso l'Amministrazione Provinciale di Rieti, con sede in Rieti, 
Piazza V. Emanuele III , sono presenti: 

1. per l'Amministrazione Provinciale di Rieti il Dott. Fabio 
Melilli, in qualità di Presidente; 

2. per l'Amministrazione Comunale di Amatrice il Sig. Sergio 
Pirozzi, in qualità di Sindaco. 

PREMESSO 

che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 785 del 
22/10/2009 sono stati definiti i criteri e le modalità di gestione del 
"fondo per il soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto 
dell'aprile 2009 " pari ad € 5.000.000,00, istituito con l’art. 10 

della L.R. n° 17 del 20/05/2009; 

che con Deliberazione di G.P. n° 265 del 02/12/2009 è stato 
approvato il "piano degli interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici pubblici strategici" di cui al punto 2 della Deliberazione di 
Giunta Regionale n° 785 del 22/10/2009; 

che con Determinazione della Regione Lazio n° B0509 del 
04/02/2010 del Dipartimento Territorio, Direzione Regionale della 
Protezione Civile, è stato assegnato all'Amministrazione 
Provinciale di Rieti un contributo finanziario di € 5.000.000,00 per 
la realizzazione del piano degli "interventi urgenti in favore delle 



























popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel 
mese di aprile 2009 che ha causato danni anche al patrimonio 
pubblico e privato nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, 
Borbona, Borgorose, Borgovelino, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, 
Cittareale, Fiamignano, Micigliano, Pescorocchiano, Petreiia Salto e 
Posta della Provincia di Rieti "; 

che con Deliberazione di G.P. n° 144 del 10/08/20010 è stata 
approvata la "rimodulazione del piano degli interventi per la messa 
in sicurezza degli edifici pubblici strategici" di cui al punto 2 della 
Deliberazione di Giunta Regionale n° 785 del 22/10/2009 secondo 
il programma di cui agli allegati A e B della stessa deliberazione 
provinciale; 

che con la citata Deliberazione veniva accolta la richiesta del 
Comune di Amatrice di comprendere le somme attribuite per la 
riparazione ed il miglioramento sismico del Polo Scolastico "R. 
Capranica" nell'ambito dell'intervento in corso di realizzazione 
sullo stesso edificio da parte del Comune; 

che con Determinazione della Regione Lazio n° A6716 del 
06/12/2010 del Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione 
Regionale della Protezione Civile, è stato preso atto della succitata 
Deliberazione di G.P. n° 144 del 10/08/20010; 
che con Determinazione delI'VIII Settore della Provincia di Rieti n° 
732 del 16/12/2010 è stata accertata ed impegnata la somma 
complessiva di € 5.000.000,00 di cui al "Fondo per il soccorso alle 
popolazioni colpite dal terremoto dell'aprile 2009"; 
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considerato che si rende necessario definire le modalità di 
attuazione di detto intervento; 

vista la Deliberazione G.P. n° 101 del 18/06/2012 avente ad 
oggetto "Accordo di programma con il Comune di Amatrice 
relativo a lavori di riparazione ed il miglioramento sismico del Polo 
Scolastico Romolo Capranica"; 

vista la Deliberazione G.C. n° del avente ad 

oggetto "approvazione accordo di programma ai sensi dell'art. 34 
del D.Lgs. 267/2000 con la Provincia di Rieti per l'attuazione 
dell'intervento, compreso nel piano, e denominato "Miglioramento 
sismico edificio scolastico - Romolo Capranica”; 

Tutto quanto sopra premesso i soggetti in epigrafe indicati 
convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 

l'Amministrazione Provinciale di Rieti ed il Comune di Amatrice, di 
seguito denominati "Provincia" e "Comune", dichiarano di voler 
redigere in forma coordinata, nei termini e secondo i patti 
convenuti nel presente accordo di programma un intervento 
relativo a lavori di riparazione ed il miglioramento sismico del Polo 
Scolastico "Romolo Capranica"di Amatrice. 

Art. 2 

L'intervento di che trattasi sarà gestito dal Comune di Amatrice 
alle cui esclusive competenze sono ascritti tutti gli atti necessari 
ed opportuni per la sua realizzazione. Saranno, pertanto, 
deliberati dal Comune tutti gli atti necessari alla fase progettuale, 
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all'aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, alla gestione e verifica 
contabile delle lavorazioni necessarie alla realizzazione 
dell'intervento. 

Art. 3 

Il costo complessivo dell'intervento, stimato in € 200.000,00 
(duecentomila) è finanziato dalla Provincia di Rieti con i fondi 
stanziati dalla Regione Lazio con D.G.R. 22.10.2009 n° 785 ai 
sensi della L.R. 20 maggio 2009 n° 17, art. 10 "Fondo per il 
soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto dell'aprile 2009", 
iscritti nel Bilancio di Previsione della Provincia anno 2012 al Cap. 

17010; 

Art. 4 

Il Comune si obbliga all'esatta e puntuale attuazione 

dell'intervento necessario per la realizzazione dell'opera attraverso 

10 spedito svolgimento dell'iter procedurale ed all'attenta vigilanza 
sull'andamento dei lavori. 

11 Comune, in considerazione che i lavori sono compresi all'interno 
di un intervento complessivo già in corso di attuazione da parte 
del Comune medesimo, si obbliga a redigere un progetto 
esecutivo, una contabilità dei lavori ed un certificato di collaudo 
dei lavori, distinti per la parte di intervento da finanziarsi 
mediante il presente accordo di programma, inviandone copia alla 
Provincia. 

Il Comune, al fine di consentire alla Provincia la rendicontazione 


del finanziamento, si obbliga altresì a trasmettere alla Provincia 



























una rendicontazione finale delle somme occorse per la 
realizzazione dell'Intervento, distinte per lavori e somme 
disposizione utilizzate. 

Art. 5 

Con cadenza semestrale, il Comune provvederà ad informare la 
Provincia dello sviluppo dell'intervento e di ogni altro fatto 
rilevante, fino alla conclusione degli stessi. 

Art. 6 

Il Comune si impegna per il futuro a ricercare i fondi di 
finanziamento per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell'opera oggetto del presente Accordo. 

Art. 7 

L'Importo a carico della Provincia verrà erogato con le seguenti 
modalità: 

- Il 20% all'avvenuta pubblicazione del presente accordo sul 

B.U.R. Lazio ; 

- Il 35% a seguito della richiesta del Comune con allegata la 

dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti l'esecuzione 
di almeno il 50% dei lavori; 

- il 35% a seguito di formale richiesta da parte del Comune con 

allegata dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti 
l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori; 

- il restante 10% a seguito della richiesta del Comune con 
allegata la rendicontazione delle opere di cui all'art.4 e la 
dichiarazione del Sindaco con la quale si attesti, sotto la 
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personale responsabile civile penale e amministrativa del 
dichiarante, la regolare esecuzione dell'opera e l'integrale 
completamento della stessa; 

La Provincia si riserva la facoltà di disporre in via eventuale e 
residuale l'apposito sopralluogo mediante costituzione di apposita 
commissione ai sensi della delibera di G. P. n. 101 del 21 aprile 
2008 qualora la dichiarazione di cui sopra seppure richiesta, 
reiteratamente difetti e/o nel caso in cui dalla documentazione 
rimessa non risulti con chiarezza la procedura seguita e le opere 
realizzate dall'ente beneficiario ovvero lo stato delle medesime. 

Art. 8 

Il Comune si impegna a comunicare, a seguito dell'appalto, 
l'eventuale percentuale di ribasso applicato che potrà essere 
utilizzato, previa richiesta, solo a seguito di espressa 
autorizzazione della Provincia. 

Art. 9 

Ogni atto di esecuzione e gestione dell'intervento è demandato al 
Comune. La Provincia si riserva la vigilanza sull'esecuzione del 
presente accordo attraverso il proprio personale, potendo disporre 
sopralluoghi ed ogni atto di verifica sull'effettivo stato dei lavori. 
In caso di inosservanza da parte del Comune degli obblighi assunti 
con il presente accordo la Provincia potrà sospendere o revocare, 
previa diffida, l'erogazione del contributo e, in caso di inerzia del 
Comune, potrà provvedere direttamente alla realizzazione delle 
opere. 
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Qualunque controversia relativa all'applicazione del presente 
Accordo sarà deferita ad un arbitrato rituale nominato di Comune 
intesa tra gli Enti firmatari o, in caso di disaccordo, dal Presidente 
del Tribunale di Rieti. 

Art. 11 


Il presente accordo verrà pubblicato, a cura della Provincia sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 



Amministrazione Provinciale di Rieti 
Il Presidente 

Fabio Melilli 

Comune di Amatrice 
Il Sindaco 

Sergio Pirozzi 

















